CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/005/2011 





SECACIARA pp TUBLICA 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA LA 
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN CHIHUAHUA” A LOS QUE EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA COMISARIO MTRA. SONIA VARGAS 
TERRERO, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL AREA 
QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS; EL COMISARIO RAUL AVILA IBARRA TITULAR DE LA COORDINACION ESTATAL DE 
CHIHUAHUA, COMO TITULAR DEL AREA REQUIRENTE; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA “K.B.H. AVIATION S.A.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL GONZALEZ 
CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO *EL 
REPRESENTANTE LEGAL”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 


SIGUIENTES: 
DECLARACIONES 
l Declara “LA INSTITUCIÓN” a través de sus Representantes, que: 


11 La Secretaría de Seguridad Pública es una Dependencia Centralizada de la Administración 
Pública Federal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y fracción X del 30 Bis de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 


1.2, Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secrelaría de Seguridad Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 3, fracción XXIX, inciso a) y 39, fracción 1, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública; 2 de la Ley de la Policía 
Federal y 1 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. dl 


1,3. Cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de 
lo dispuesto por los articulos 1 y 2 de la Ley de la Policía Federal; 1, 5, 8, 9, 41 y 94 del 
Reglamento de la Ley de la Policía Federal; así como en el Acuerdo 06/2008 del Secretario 
de Seguridad Pública, por el que se delegan las facultades para suscribir contratos, 
convenios, pedidos y sus modificaciones a diversos servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto del 2008. 


14 Para cubrir sus necesidades, requiere contratar la prestación de "LOS SERVICIOS”, cón 
las características, especificaciones y términos, contenidos en el presente instrumento 
legal y el Anexo Técnico que forma parte del mismo. 


1.5 La Coordinación Estatal de Chihuahua a través de su Enlace Administrativo ambos de “LA 
INSTITUCIÓN”, será la responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente 
contrato y su Anexo Técnico, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el apoyo de los servidores públicos 
que designe para lal efecto 
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SECRITARIA DESEGU AD Ao PÚBLICA 


1.6 


11,1 


$1.2 


POLICÍA FEDERAL. 


El presente contraio deriva del procedimiento de adjudicación directa de carácter 
internacional abierta, en iérminos de la justificación sin número de oficio, de fecha 18 de 
febrero del 2011, suscrita por el Titular de la Coordinación Estatal de Chihuahua y al Titular 
de la Unidad de Enlace Administrativo de la Coordinación Estatal de Chihuahua ambos de 
“LA INSTITUCIÓN”, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción 11, 25, 26 fracción 111, 28 
fracción III, 40, 41 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 71 y 72 fracción !V de su Reglamento; 3 fracción XIl, 13 fracciones | y 1V de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así 
como a las Reglas Primera, Quinta, Décima Primera y Décima Tercera de las Reglas de 
Operación del Comité Técnico de Seguridad Nacional. 


Cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir las erogaciones que se 
causen con motivo de la celebración del presente contrato, en la Partida Presupuestal 
33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros", según consta en el Formato Unico de 
Adquisiciones (FUA) y solicitud de Autorización de Suficiencia Presupuestal, con número 
de Suficiencia Presupuestal 400-014 debidamente autorizados por la Dirección de 
Programación y Control Presupuestal de la Dirección General de Recursos Financieros de 


“LA INSTITUCIÓN”. 


El presente contrato incluye un Anexo Técnico aprobado por “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” referido en la declaración 1.8 del 
presente instrumento, 


El Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Seguridad Pública Policía 
Federal es: SSP090801RT8 y su Domicilio Fiscal es el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortínes 3648, Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, C.P. 01900, domicilio que también se señala para los efectos legales del presente 


contrato. 


Declara “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, a través de “EL REPRESENTANTE 
LEGAL”, bajo protesta de decir verdad, que: 


Es una sociedad, legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, 
según consta en la escritura pública número 1575, de fecha 21 de enero de 2009, otorgada 
ante la fe pública del Lic. Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del 
Circuito de Panamá; mediante la cual se constituyó la sociedad denominada K.B.H. 
AVIATION S.A., debidamente inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del 
Registro Público de Panamá, en la sección mercantil número 649182 de fecha 22 de enero 
de 2009, documento qua se encuentra certificado y apostillado. 


Por escritura 5,557 de fecha 20 de marzo del 2009, otorgada ante la fe pública del YTC. 
Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá; en la 
que consta la protocolización de la acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de 
la sociedad K.B.H. AVIATION S.A., en la que se modificó integramente el certificado de 
constitución de la sociedad y de conformidad con su objeto social, puede suministrar “LOS 
SERVICIOS” materia del presente convenio, según se desprende del instrumento antes 
señalado el numeral dos párrafo primero, por el que dentro del objeto de la sociedad esta 
al de : “la comercialización, diseño, instalación configuración y puesta a punto de sistemas 
electrónicos de seguridad tales como circuito cerrado de televisión, control de acceso, 
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SCONTLARIA DE SEGURLL AU PUPLICA 


11.3 


11.4 


11.5 


1.6 


1.7 


POLIGA FEOBRAL 


detección de incendio, control de visitantes. La comercialización, diseño, instalación, 
configuración y puesta a punto de sistemas electrónicos de telecomunicaciones, de voz 
sobre |P, enlaces satelitales, comunicaciones con microondas y radio frecuencia. La 
comercialización diseño, instalación, configuración y puesta a punto de sistemas 
electrónicos de grabación digital y respaldo de dalos asi como las señales de audio y 
video, El desarrollo de soluciones en hardware, software y firmaware para las áreas de 
seguridad, telecomunicaciones e integración de sistemas", documento que se encuentra 
certificado y apostillado. . 


“EL REPRESENTANTE LEGAL” acredita la personalidad con la que se ostenta mediante 
la escritura pública 5,836 de fecha 25 de marzo de 2009, pasada ante la fe pública del Lic. 
Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público número Quinto del Circuito de Panamá 
mediante la cual se le otorga poderes con facultades suficientes para la suscripción del 
presente contrato y para obligar a su representada a su cumplimiento, y se identifica con 
pasaporte número G02540822, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en 
forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este insirumento 
legal, por lo que surten plenos efectos para la celebración del presente instrumento 
jurídico, exhibiendo copia certificada y debidamente apostillada de la mencionada escritura 
pública y copia simple de la señalada identificación. 


Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, jurídica, operativa y financiera, así como la 
organización administrativa necesaria, para cumplir con las obligaciones derivadas de este 
contrato, en los términos que se establecen en este Instrumento Jurídico y su 
correspondiente Anexo Técnico. 


Para la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato, los mismos 
deberán observar y cumplir en todo momento y en términos del artículo 31 del Reglament 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Normas 
Oficiales Mexicanas, así como cualquier otra Norma Oficial Mexicana Técnica de carácter 
nacional e internacional, que resulten aplicables, 


Formaliza este contrato con la seguridad de que su representada, asi como ninguno de los 
socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el Servicio 
Público o que están Inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el artículo 8, 
fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como tampoco se encuentran an alguno de los supuestos previstos en los 
Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 


Manifiesta que la empresa que representa es residente en el extranjero no se encuentra 
obligada a presentar declaraciones periódicas en México, ni tampoco se encuentra 
obligada a presentar, ni total, ni parcialmente, la declaración a la que se refiere la regla 
1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 03 de diciembre de 2010, o relacionada con el artículo 32-D, 1*, 2”, 3? y 4” 
del Código Fiscal de ¡a Federación, sin embargo y en cumplimiento de la fracción | de la 
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SECRETARIA DY. 
POLICIA 


Regla citada, proporcionara a “LA INSTITUCIÓN" la información solicitada en la misma. 


1.8 Su representada es de nacionalidad Panameña, sin embargo para efecios de este contrato 
se obliga a no invocar la protección de su Gobierno ni de ningún otro Gobierno Extranjero, 
bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado del 


presente instrumento. 


11.9 Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal; así como a la demás normatividad vigente 


aplicable en la materia 


1.10 Conoce y se sujeta plenamente a lo estipulado en el presente contrato y su Anexo 
Técnico el cual, una vez firmado, forma parte integrante del mismo y se tiene aquí por 


reproducido como si a la letra se insertase. 


1.11 Para electos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Calle 
Hacienda de las Arboledas, Manzana 30, Lote 10, Colonia Hacienda Cuautitlán, C.P. 


54800, Municipio de Cuautitlán Estado de México. 


1" Declaran “AMBAS PARTES” que: 
111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan. 
11.2 El procedimiento de contratación señalado en la declaración 1.6, el presente contrato y su 


Anexo Técnico, son los instrumentos -que vinculan y determinan los derechos y 
obligaciones en la presente contratación. 


111.3 Es su deseo celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes: 


CLÁUSULAS 


PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA INSTITUCIÓN” contrata a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para la prestación del servicio de “INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA 
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN CHIHUAHUA”, 
señalados en este instrumento como “LOS SERVICIOS”, en los lérminos que se 
describen en el presente instrumento legal y su Anexo Técnico, documento que una 
vez firmado por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO señalado en la deciaración 
4.5 de este instrumento y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, forma parte integrante 


del presente instrumento. 


SEGUNDA.  MONTO.- Él presente contrato importa un monto de $3'020,436.62 Dólares 
Americanos (Tres millones veinte mil cuatrocientos treinta y seis Dólares Americanos 
62/100 USD), incluyendo Impuestos, de acuerdo a lo siguiente: 
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Descripción Precio Total 



































LACIÓN DE: 
32 cámaras fijas para interior, incluye 
montaje para pared o techo o esquina, 
-= 90 cámaras fijas para interior, incluye 
montaje lipo domo. 
= 6 cámaras piz. para interior o exterior tipo 
domo, incluye accesorios para monlaje 
en plafón techo o pared 
= 2 cámaras plz. de medio alcance, incluye 
fuente de alimentación y convertidor de 
medios. 
= 2 cámaras ptz. de largo alcance, incluye 
fuente de alimentación y convertidor de 
medios. 
= 8 equipos codificadores de video de 16 
canales, incluye fuente de alimentación y 
herrajes para montaje en rack 
=  8receptores aclivo de 16 canales. 
= 12 fuentes de alimentación de 16 salidas 
de 12 VCD. jobs 
= 2 transreceptores inalámbrico IP hasta 2 
km de distancia. 
2 switch de 24 puertos 10/100/1000 
1 switch KVM, 
4 arreglo de discos ISCSI DE 16 TB. 
1 unidad respaldo de 20 KVA 
16 monitores de 22” 
3 monitores de 40" 
4 servidores procesador Intel tarjeta de 
red 10 /100/1000. Incluye sistema 
operativo Windows Server 
» 1 monitor con mouse y teclado para 
montaje en rack. 
= 11 equipos PC Work Station procesador 
Intel disco duro de 300 GB tarjeta de red 
mouse y teclado, 


INSTA! 


2'964,238.93 iii» A 








Incluya; suministro de materiales, configuración 
y puesta a punto; pruebas OSAT FAT de 
cableado, canalización en tubo flexible gabinetes 




















CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/005/2071 





SECRETANLA DE SEGUIDA D FUSIICA. 


FÓLICIS FEDERAL. 









Unidad 
de 
Medida 






Precio 


Descripción: Unitario 





para montaje de equipo, cableado, montaje, 
configuración, capacitación y puesta a punto, así 
como los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 














Precio Total 








Instalación y suministro de 4 postes de acero 
de 15 metros de altura, con sistema de aparta 
rayos. Incluye mano de obra, aparia rayos, 
escalera, plataforma de mantenimiento, luces de 
obstrucción y montaje de cámara con una 






56,197.69 


56,197.69 








e  ————+ 


TERCERA.- 


deflexion de 2mm. 














TOTAL DOLARES raaacaóol 





Los precios unitarios señalados en la cotización y/o propuesta económica que en su 
momento presentó “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, serán fijos y firmes durante la 
vigencia del presente contrato, así como en las prórrogas que en su caso se llegaren a 
efectuar de conformidad con el artículo $2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, obligándose “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, a no 


modificar los mismos. 


FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos que se 


generen con 


motivo de la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizarán una vez 


aceptados éstos a entera satisfacción de EL. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, 


dentro de los 


20 (veinte) dias naturales posteriores a la presentación de la factura de 


que se trate, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes. 


El pago se realizará en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en la fecha de 
pago, dentro del plazo señalado an el primer párrafo de esta cláusula, contados a partir 
de la aceptación de la factura respectiva, una vez aceptados “LOS SERVICIOS” a 
entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, mediante 


transferencia 


El pago se r 


bancaria, a la cuenta siguiente: 


ealizará en moneda nacional, dentro del plazo señalado en el prime: 


párrafo de ésta cláusula, contados a partir de la aceptación de la factura respectiva, en 
moneda nacional, una vez aceptados “LOS SERVICIOS” a entera satisfacción de EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, mediante transferencia bancaria, a la cuenta 
número ACCOUNT 520175447, a nombre de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, del 
Banco Frost National Bank, San Antonio, Tx. 78296, ABA,1 14000093, Swift Code 


FRSTUS44. 


Para efecto de lo anterior EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de remitir a 


iS 
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SLOALTADÍA MESOGUIUANPULUCA. 
FOLICI PLUZKAL. 


CUARTA.- 





la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” la documentación 
en original que compruebe la recepción de “LOS SERVICIOS” junto con la factura 
correspondiente debidamente validada, solicitando por escrito que se tramite el pago y 
manifestando su entera satisfacción con la recepción de “LOS SERVICIOS” en tiempo 
y forma, De no ser asi, indicará los incumplimientos en que haya incurrido “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, adjuntando los documentos que lo acrediten, para que 
la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” proceda a 
calcular las penas convencionales que correspondan. 


Las facturas deberán elaborarse con los siguientes datos: 






“¡Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
¡Distrito Federal, C.P. 01 


¡ SSPO90601RT8. 





Las facturas deberán ser entregadas para su tramite de pago, en el siguiente domicilio 
ubicado en la calle de Dinamarca número 84 Quinto Piso, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, en México Distrito Federal, C.P. 06600. 


En caso de que la(s) factura(s) y/o su documentación anexa presente errores O 
deficiencias, “LA INSTITUCIÓN” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción indicará las deficiencias que se deberán de corregir y devolverá la 
documentación a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para que sea subsanada y la 
presente nuevamente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se 
computará a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo 
anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 


El periodo para que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” remita la factura ya corregida 
de acuerdo a las observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de exceder de 
10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. 


El pago señalado en la cláusula anterior, está condicionado proporcionalmente al pago 
que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas 
convencionales con motivo del incumplimiento, de conformidad con lo que establece la 
cláusula Décimo Sexta. 


La Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” vigilará“el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago y 
verificará que las garantías que se otorguen cumplan las condiciones legales, 
reglamentarias y contractuales que correspondan. 


En los casos que se pacten pagos progresivos, éstos se realizarán contra entrega del 
recibo de “LOS SERVICIOS” y de la factura correspondiente respecto de la parte 
proporcional y una vez devengada la etapa de la prestación de "LOS SERVICIOS” 
establecida en el contrato y debidamente validada por EL ADMINISTRADOR DEL 


CONTRATO. 
NORMAS OFICIALES APLICABLES.- “LOS SERVICIOS” objeto del presente 
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SOCANTARIA DE SEGUTALAD PÚBLICA, 


POLICIA FEDESAL 


QUINTA.- 


SÉXTA.- 


SEPTIMA.- 


am 


OCTAVA. 


contrato deberán observar y cumplir en todo momento y en términos del artículo 31 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sactor Público, 
las normas oficiales mexicanas referidas en la declaración 11.6 del presente 
instrumento. 


IMPUESTOS Y DERECHOS.- El precio de “LOS SERVICIOS” objeto del presente 
contrato incluyen los Impuestos y Derechos, Locales, federales o extranjeros que se 
generen con motivo de la prestación de los mismos, por lo que el precio será fijo y no 
podrá sufrir incremento alguno por estos conceptos o por cualquier otros. 


VIGENCIA.- Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir da 
la fecha de firma del presente instrumento y hasta el 15 de abril de 2011, El presente 
contrato terminará precisamente el día señalado, sin necesidad de comunicado alguno 
o resolución en tal sentido. 


PLAZO, LUGAR Y CONDICIÓN DE LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.- “EL. 
PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a prestar “LOS SERVICIOS” objeto del 
presente contrato, a partir de la firma del presente instrumento y hasta el 15 de abril de 
2011, en las instalaciones ubicadas en el Centro de Mando de Ciudad Juárez, ubicado 
en el domicilio Parque Omega, entre las avenidas 4 siglos, Rafael Pérez Serna y 
Prolongación Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” queda obligado a instalar y poner en marcha los 
equipos de seguridad que le otorgue “LA INSTITUCIÓN”, en las instalaciones 
indicadas en el párrafo anterior. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá instalar, configurar y poner en marcha los 
equipos de seguridad electrónica para el Edificio de la Coordinación Estatal en 


mismos. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantizará el suministro, instalación, 
montaje, prueba y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica y de 
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de este. 


Chihuahua que le otorgue “LA INSTITUCIÓN”, y deberá de proporcionar los 
componentes necesarios para asegurar la correcta instalación y operación de da 


Para acreditar la entrega e instalación de los equipos a satisfacción, se elaborará un 
acta administrativa de entrega recepción que servirá como soporte de la factura 
respectiva para pago, misma que deberá de contener la firma del personal de la 
empresa que realizó la instalación y puesta en marcha de los equipos proporcionados 
por “LA INSTITUCIÓN”, así como el nombre, cargo y firma del servidor público 
designado por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el cual será el responsable de 
la recepción, verificación, supervisión y trámite de pago que corresponda. 


Prueba de funcionamiento 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, deberá acreditar la practica de las pruebas de 
funcionamiento de los sistemas, que permitan verificar la conformidad e las 
especificaciones técnicas y funcionales de "LOS SERVICIOS” suministrados, con las 
previstas en el presente conirato, 


GARANTÍA DE “LOS SERVICIOS”.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se obliga a | 
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SECRETARIA Dr. SEGURIDAD PUBLICA 
POLICIA FEDERAL 


NOVENA.- 


CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/005/2011 


garantizar contre defectos de fabricación, vicios ocultos, refacciones y mano de obra y, 
en su caso, los insumos que este obligado a proporcionar, respecto de “LOS 
SERVICIOS” objeio del presente contrato, lo anterior considerando la naturaleza de 
“LOS SERVICIOS” conforme a lo siguiente: 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se hará responsable de los daños y/o perjuicios 
hasta por la totalidad de los mismos, que por la instalación y puesta en marcha 
puedan causar sus trabajadores a los bienes y/o a trabajadores de la Policía Federal 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” liberará a "LA INSTITUCIÓN” de los daños y 
perjuicios que pudiesen ocasionarse a terceras personas y/o a sus bienes, por los 
vehículos, herramienta complementaria y/o por el desarrollo de los servicios objeto del 
contrato, por lo que será “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el que se obliga a 
responder por cuenta propia de tales eventos frente a los terceros afectados, dejando 
en paz y a salvo a 'LA INSTITUCIÓN” de cualquier reclamación o acción judicial 
derivada de los mismos 


En la contratación de “LOS SERVICIOS”, además de las garantías estipuladas en la 
ley y demás disposiciones, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” invariablemente 
deberá de responder por dolo, negligencia e impericia o daños ocasionados por la 
prestación de “LOS SERVICIOS”. p 


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” se obliga a constituir en la forma y términos previstos en el artículo 48, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamenio y demás disposiciones legales vigentes, relativas y aplicables en la 
malería, la garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente 


contrato. 


1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar a “LA INSTITUCIÓN” el exacto 
cumplimiento de las obligaciones que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” contrae en 
virlud del presente contrato, éste se obliga a otorgar fianza expedida por una 
afianzadora debidamenie autorizada para ello, por un importe equivalente al 10% (diez 
por ciento) del monto total del presente contrato, que es la cantidad de $302,043.66 
Dólares Americanos (Trescientos dos mil cuarenta y tres Dólares Americanos 
66100 US). Dicha fianza deberá ser entregada por “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” ante la Subdirección de Contratos de “LA INSTITUCIÓN, dentro de los 10 
(diez) días naturales posteriores a la firma del presente instrumento legal. 


La póliza de fianza antes aludida deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas de la afianzadora que la otorgue: 


A) Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación; 
B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 


C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato; 
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E 
'OLICIA SXURRAL, 


SECRTTA RIA EGOTILAD PUBLICA 
y Yi y 
D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como 
la especificación de las obligaciones garantizadas; 


E) El señalamiento del nombre, denominación o razón social de “EL, PRESTADOR 
DEL SERVICIO”; 


F) Además deberá de contener de manera expresa, que: 


+» Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 


+ Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 
que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, y 


+ Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de 
ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose 
atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 


Bis de dicha Ley. 


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” y ésie efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, “LA 
INSTITUCIÓN” deberá cancelar la fianza respectiva. 


Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, "LA INSTITUCIÓN” deberá remitir a la 
Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se 
precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza 
y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que 
soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del 
Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas 
Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de 


Terceros. 


Las modificaciones a la fanza deberán formalizarse con la participación que 
corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 


Se podrá hacer efeciiva la garantía de cumplimiento cuando la prestación de “LOS 
SERVICIOS” no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no cumplan con 
las características y especificaciones establecidas en al presente contrato y su 
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
-RAL, 


POLICIA PENES 


DÉCIMA.- 


correspondiente Anexo Técnico, o que se realice el incumplimiento por parte de “EL 
PRESTADOR DEL. SERVICIO” de cualquiera de las obligaciones emanadas de este 
contrato, y que una vez iniciado y agotado el procedimiento de rescisión al que alude 
el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones aplicables. 


En caso de modificaciones al presente conlralo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
deberá tramitar la modificación de la garantía de cumplimiento de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a 
satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de 
la garantía de cumplimiento del contrato, constancia que deberá ser dirigida a la 
Dirección General de Recursos Materiales quien realizará las gestiones necesarias 
para la cancelación de la garantía de cumplimiento. 


OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.- “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” será el único responsable de la calidad de “LOS SERVICIOS” material del 


presente contrato de conformidad con lo siguiente: 


L- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantiza que “LOS SERVICIOS” objeto del 
presente contrato, serán proporcionados con la calidad, el personal, materiales, 
información y entregables señalados en el Anexo Técnico de este instrumento, a 
entera satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”, en los lugares y dentro del período de 
Mc SERVICIOS” y conforme a las especificaciones del mencionado Anexo 
Técnico. 


ll.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será el único responsable por la ejecución y 
calidad de “LOS SERVICIOS”, ajustándose a las especificaciones señaladas en este 
contrato y su Anexo Técnico, a las indicaciones que al respecto reciba de “LA 
INSTITUCIÓN” y a las técnicas aplicables a su actividad, para lograr el cumplimiento 
del objeto previsto en la cláusula primera del presente contrato. 


lIL- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a responder de la totalidad de los 
daños y/o perjuicios causados a los trabajadores de “LA INSTITUCIÓN” o a terceros, 
causados durante la prestación de “LOS SERVICIOS”. 


IV.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a asumir la responsabilidad total 
caso de que infrinja la normatividad relativa a patentes, marcas y derechos de autor en 
la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato. 


V.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a cumplir con la totalidad de las 
obligaciones que se establecen en el presente contrato, y su Anexo Técnico. 


e 
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SECRETARIA M5 SEGURTUAD POCLICA 
POLICÍA FLESAL 


DÉCIMA 
PRIMERA.- RESTRICCIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los derechos y 


obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial 
ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, an 
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de “LA INSTITUCIÓN”, 
lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, último párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


Para el caso del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, 
institución de Banca de Desarrollo, “LA INSTITUCIÓN” manifiesta su consentimiento a 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para que este ceda sus derechos de cobro a 
favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento 
electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las disposiciones 
generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y convenio 
celebrado entre Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y la 
Policía Federal Preventiva el 27 de marzo de 2007. 


DÉCIMA 
SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE LAS 


ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”. Las áreas 
responsables de administrar y vigilar el cumplimiento de este contrato en términos del 
artículo $4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, asi como de supervisar en todo tiempo, dentro del ámbito de su 
competencia que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato los proporcione “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” conforme se obligó a hacerlo y que se encuentre 
cumpliendo con los términos y condiciones señaladas en este contrato y su Anexo 
Técnico será el área de “LA INSTITUCIÓN”, referida en la declaración 1.5 de este 
instrumento; o bien, los servidores públicos designados por éste para tal efecto. 


Conforme a lo estipulado en el citado precepto legal la verificación y aceptación de 
“LOS SERVICIOS” se realizará por parte de “LA INSTITUCIÓN”, a través de EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, conforme a lo siguiente: 


Se verificara que “LOS SERVICIOS” cumplan con las características requeridas en el 
Anexo Técnico del presente contrato, el cual deberá corresponder a “LOS 
SERVICIOS” realizados. 


EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO emitirá su conformidad expresa de haber 
prestado "LOS SERVICIOS”, remitiendo a la Dirección General de Recursos 
Materiales de “LA INSTITUCIÓN” el acta administrativa donde conste la conformidad 
de la prestación de “LOS SERVICIOS” contratados, quien lo enviará al área 
financiera de “LA INSTITUCIÓN”. Este informe deberá enviarse dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la fecha de corte del periodo (s) pactado (s) para estar en 
posibilidad de realizar el pago conforme a lo establecido en este instrumento. En la 
solicitud de page se indicará con oda claridad que “LOS SERVICIOS” se recibieron 
en los términos convenidos y que procede el pago correspondiente, en su caso, se 
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SECHETARIA DESEGURIDAD PUSÍICA 
FOUCÍA FEDERAL, 


DÉCIMA 
TERCERA. 


DÉCIMA 
CUARTA.- 


deberá de especificar el monto de las penas convencionales que debe cubrir *EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”. 


Las partes convienen en que si de la verificación a que se refiere el primer párrafo de 
la presente cláusula, o de la notificación que hiciere "LA INSTITUCION” a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” respecto a la prestación de “LOS SERVICIOS”, se 
desprendiera que estos no cumplen con las características solicitadas, se entenderá 
que los mismos no fueron entregados 2 “LA INSTITUCIÓN. 


RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado que el personal 
para la prestación de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, estarán bajo la 
responsabilidad única y directa de “EL PRESTADOR DEL SERVIGIO” y por lo tanto, 
en ningún momento se considerará a “LA INSTITUCIÓN” como patrón sustituto, ni 
tampoco a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como intermediario, por lo que, “LA 
INSTITUCIÓN” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y 
consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, fiscal o en 
materia de seguridad social, obligándose a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a 
responder de cualquier acción legal y/o reclamación que se pudiera presentar en 
contra de “LA INSTITUCIÓN”. 


CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y a 
no divulgar la información contenida en el presente contrato y su Anexo Técnico, así 
como de la que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, respetando los derechos que sobre la información tiene “LA INSTITUCIÓN” 
y se responsabilizan, en su caso, del mal uso o uso no autorizado que de ella se haga 
aún después de la terminación del presente instrumento. 


“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a mantener estricta confidencialidad de 
la información y/o documentación relacionada con el presente contrato, bajo la pena 
de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y por lo tanto, no podrá ser 
divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero. 


Toda la información que sea intercambiada por las partes en virtud del presente 
contrato, será considerada como información reservada y confidencial. Las 
obligaciones respectivas de confidencialidad estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o por la 
Ley correlativa aplicable a “LA INSTITUCIÓN”. 


Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, las partes adoptaráñ 
precauciones razonables para proteger mutuamente la información confidencial de la 
otra como si se tratase de la propia. Las partes comunicarán la información 
confidencial de la otra parte a sus empleados o consultores sólo si éstos necesitan 
conocerla para realizar sus tareas, y tal comunicación se hará sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad impuestas por el presente contrato. Por tal motivo, 
cada una de las partes asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive 
del incumplimiento por parte de sus respectivos empleados o consultores a las 


13 


CONTRATO MÚMERO SSP/PF/CNSI005/20 





SLCRETAMA De SECURODAO PUBLACA 
LICIA FEDETAL. 


obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contralo. Cuando la 
información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación bajo 
este contralo, cada una de las partes la devolverá a la otra o la destruirá si así se le 
solicitara por escrito. 


Cada una de las partes nolificará inmediatamente a la otra en caso de descubrir el 
uso, revelación o divulgación no autorizados de la información confidencial, y 
cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá Usos 
no autorizados adicionales de dicha información. 


Las personas a quienes se les proporcione la información para el cumplimiento del 
objeto de este contrato y su Anexo Técnico, serán responsables solidariamente, en 
caso de infracción, a lo señalado en esta cláusula en términos de las disposiciones 


aplicables. 


DÉCIMA 

QUINTA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO.- Las modificaciones que por razones fundadas 
pudieran realizarse al presente contrato, deberán invariablemente formalizarse a través 
de la Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, por escrito 
mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo, atendiendo según sea el 
caso, a lo previsto por los artículos 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de! Sector Público, 91 y 92 de su Reglamento, sin éste requisito no será 


válido. 


Cuando se convenga el incremento de “LOS SERVICIOS”, “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento 
del contrato, conforme a lo señalado en el arfículo 91 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


DÉCIMA 
SEXTA.- PENA CONVENCIONAL.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a pagar por 


atraso en la prestación de los servicios materia de la presente contratación en los 
plazos establecidos, el 1% (Uno por ciento) sobre el monto de los servicios no 
prestados en tiempo, sin exceder el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento. ; 


"EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pagará el importe de las penas convencionales 
correspondientes a la factura respectiva, mediante el formato autorizado para ello, por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y entregará a la Dirección General de 
Recursos Materiales de "LA INSTITUCIÓN” una fotocopia que exhiba el sello de la 
institución bancaria en que se haya efectuado. A la solicitud de irámite de pago se 
anexará la cédula de cálculo de dichas penas y la fotocopia de pago correspondiente. 


El pago de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago o entero que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido 
el contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas 


14 


CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/003/2011 


dl 
e 
NAO 


SECNEIARÍA De SEGUXIDAD PUSLICA 
POLICIA FEDERAL 


2 
e 


as 
pS 


perónESTA, 
= Lo, 
Ly 

RE 


e 


: 


al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 


En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 


DECIIMA 

SÉPTIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- “EL PRESTADOR DEL. SERVICIO” 
reconoce que por la firma del presente contrato y su Anexo Técnico no adquiere 
derecho alguno sobre los derechos de propiedad induslrial e intelectual de “LA 
INSTITUCIÓN”, sin que esto constituya limitación alguna, a las patentes, marcas, 
nombres o avisos comerciales, derechos de autor, así como licencias, permisos, 
autorizaciones de uso de propiedad industrial e intelectual, derivado del acceso a dicha 
propiedad industrial que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” llegue a tener en el 
cumplimiento del presente contrato y su Anexo Técnico. “LA INSTITUCION” en 
ningún caso será responsable por violaciones de derechos de propiedad industrial o 
derechos de autor cometidos por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. En caso de que 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” viole algún derecho de los antes especificados, se 
obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la “LA INSTITUCIÓN” de cualquier 
controversia o demanda que surja al respecto. . 


De igual forma, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá hacer uso de cualquier 
tipo de publicidad, incluyendo el nombre de “LA INSTITUCIÓN”, en sus marcas, 
diseños, o cualquier material de propiedad industrial o intelectual de ésta. 


DECIMA 

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” acepta en forma expresa que “LA INSTITUCIÓN”, a través de su 
Dirección General de Recursos Materiales y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO, quien aportará los elementos necesarios para encauzar los 
procedimientos, puede rescindir administrativamente el presente contrato, por 
cualquiera de las causas que a continuación se señalan: 


A) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y su Anexo 
écnico; 


B) Si de continuar con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato o su Anexo Técnico, se ocasione algún daño o perjuicio a 
“LA INSTITUCIÓN”; 


C) Si no proporciona “LOS SERVICIOS” en los términos y condicioriés 
establecidos en este instrumento y su Anexo Técnico; 


D) Si se declara en concurso, quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de 
“LOS SERVICIOS” en forma que afecte el presente contrato ; 


E) Si cede en forma parcial o total, a terceras personas físicas o morales, los 
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los 
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derechos de cobro; en cuyo caso, se obliga a solicitar previamenie la 
conformidad por escrito a “LA INSTITUCIÓN”, de acuerdo a lo establecido por 
al artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 


E 


Si no proporciona a “LA INSTITUCIÓN” o a las dependencias que tengan 
facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
“LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato; 


— 


Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la 
normatividad aplicable al caso; 


G 


Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no entregue la garantía de 
cumplimiento del presente contrato, dentro de los 10 (diez) días nalurales 
siguientes a la fecha del mismo; 


H 


= 


1) Sise comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado 
de declaraciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”; 


J) Cuando cambie de nacionalidad “EL. PRESTADOR DEL SERVICIO” e invoque 
la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA 
INSTITUCIÓN”; 


K) En general por cualquier otra causa imputable a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, similar a las antes mencionadas. 


DECIMA 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si “LA INSTITUCIÓN” considera que “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que 
consigna la cláusula anterior, lo comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por 
escrito a fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; situación que será informada a la Secretaría de la Función Pública. 


Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “LA INSTITUCIÓN” 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que en su caso, hubiere ofrecido 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y la determinación de dar o no por rescindido el 
presente contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al 
primer término señalado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


En el caso de que se rescinda el presente contrato, se formulará el finiquito 
correspondiente, a efecto de constar los pagos que deba efectuar “LA INSTITUCION” 
por concepto de “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados a entera satisfacción de 
“LA INSTITUCIÓN” hasta el momento de la rescisión, 


SS 
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VIGÉSIMA.- 


Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato "Ek 
PRESTADOR DEL SERVICIO” presta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo 
estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico, el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA INSTITUCION” de que 
continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 


“LA INSTITUCIÓN” podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, 
cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas en este 
supuesto, “LA INSTITUCIÓN” deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que 
los impactos económicos o de operación qué se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarian más inconvenientes. 


Al no dar por rescindido el presente contrato, “LA INSTITUCIÓN” establecerá con “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento 
que hubiere motivado el inició del procedimiento, El convenio modificatorio que al 
efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos 
párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, “LA INSTITUCIÓN” procederá a reclamar el pago de los daños y 
perjuicios que se hayan ocasionado. 


“LA INSTITUCIÓN” se reserva el derecho de aplicar la pena convencional establecida 
en el presente contralto y rescindirlo. j 


EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de coadyuvar con la Dirección: 
General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN”, a efecto de documentar en 
tiempo y forma el expediente que será remitido al área jurídica de “LA INSTITUCIÓN” 


para el reclamo del pago de daños y perjuicios. 


SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando en la prestación de “LOS 
SERVICIOS” se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA INSTITUCION”, a 
través de su Dirección General de Recursos Materiales y a petición de EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien aportará los elementos necesarios para 
justificar la causa de suspensión temporal del contrato, podrá suspender la prestación 
de “LOS SERVICIOS”, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios que 
hubiesen sido efectivamente prestados. 


“LA INSTITUCIÓN” podrá suspender temporalmente el contrato en todo o en parte, En 
cualquier momento, sin que ello signifique su terminación definitiva. 


“LA INSTITUCIÓN” y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pactarán el plazo de 
suspensión, a cuyo término, el presente contrato podrá continuar produciendo todos 
sus efecios legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión o en su caso, iniciarse la terminación anticipada del instrumento legal. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


VIGESIMA 

PRIMERA.- — TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA INSTITUCIÓN”, a través de su Dirección General 
de Recursos Materiales y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien 
aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, podrá sin que 
implique penalización alguna a la Federación, dar por terminado anticipadamente el 
contrato en cualquier momento, cuando concurran razones de interés general o bien 
cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir “LOS 
SERVICIOS” originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al 
Estado de conformidad con lo previsto por el artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En dicho supuesto, “LA 
INSTITUCIÓN” procederá a pagar “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados hasta 


la fecha de dicha terminación. 


De igual forma, procederá la terminación anticipada del contrato cuando se determine 
la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 


La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que 
precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 


VIGÉSIMA e 


SEGUNDA.- PRÓRROGAS.- Únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables a “LA 
INSTITUCIÓN” y en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados, bn 
acreditándose jurídica y fehacientemente dichos casos, debiendo constar por escrito el de 


plazo de prórroga concedido. 


VIGÉSIMA 

TERCERA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de 
cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte directa O 
indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente 


justificados y demostrados por la parte correspondiente. 


VIGÉSIMA 
CUARTA.- PERJUICIO A TERCEROS.- Si con motivo de la prestación de “LOS SERVICIOS” 


por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se causara perjuicio a terceros éste, en su 
caso, se obliga a responder de ello y eximir de toda responsabilidad a “LA 


INSTITUCIÓN”. 


VIGÉSIMA 
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QUINTA.- 


VIGÉSIMA 
SEXTA.- 


VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- 


VIGÉSIMA 
OCTAVA.- 


VIGÉSIMA 
NOVENA.- 


ACCESO A LOS SITIOS.- “LA INSTITUCIÓN” fecilitará el acceso al personal de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” debidamente acredilado a las instalaciones de la 
misma, siempre y cuando dicho personal cumpla con los requisitos de identificación 


correspondientes. 


Dentro de las instalaciones de “LA INSTITUCIÓN” y en todo momento el personal 
designado para la prestación de “LOS SERVICIOS” deberá presentar y portar una 
identificación vigente que lo acredite como empleado de “EL PRESTADOR DEL 


SERVICIO”. 


Asimismo, “EL. PRESTADOR DEL SERVICIO” se sujetará a las condiciones de 
acceso y permanencia a las instalaciones de cada uno de los lugares en que se 
cumplirá con el objeto del presente contrato y su Anexo Técnico. 


NULIDAD DEL CONTRATO.- en caso de que alguna de las personas que forman 
parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se encuentre en el supuesto señalado 
en la declaración 11.6 del presente contrato, éste será nulo de pleno derecho, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 8” y 2225 


del Código Civil Federal. 


RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente contrato y su Anexo Técnico 
constituyen un acuerdo entre las partes, en relación con el objeto del mismo y deja sin 
efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o 


escrita. 


Las paries manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido vicio 
alguno del consentimiento. 


LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al 
objeto de este contrato, a todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que lo 
integran y a su Anexo Técnico, asi como a los lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para: ea 


Ejercicio Fiscal Correspondiente y disposiciones vigentes que le sean aplicables. |!) 










NOTIFICACIONES.- Las partes convienen en que todas las notificaciones que debano |, 
deseen realizarse en relación con el presente contrato, deberán hacerse por éscrito,' | 
mediante entrega directa con acuse de recibo, fax o correo electrónico o vía correo 
certificado con acuse de recibo, porte pagado, dirigidas a los domicilios convencionales 
indicados en las declaraciones del presente contrato y/o al fax o correo electrónico que 

al efecto se notifiquen por escrito. Las notificaciones se considerarán entregadas en la 1 
fecha que aparece en el acuse de recibo, o bien, con el recibo de confirmación de l 


19 


A 


CONTRATO NÚMERO SSP/PF/CNS/005/2041 





SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
POLICIA FEDERAL. 


entrega del correo, o en la confirmación de entrega del servicio de mensajería, fax o 
correo electrónico. 


TRIGÉSIMA .- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por 


cualquier otra causa. 


Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato 
y su Anexo Técnico, que forma parte integrante del mismo, por quintuplicado al calce y al margen en 
todas sus fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en el Distrito 


Federal, el 4 de marzo de 2011. 


POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” p POR LA “INSTITUCIÓN” 
APODERADO GENERAL LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 





INZALEZ CONTRERAS 
MTRA. SONIA VARGAS TERRERO 


EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN 
ESTATAL EN CHIHUAHUA 
“AREA REQUIRENTE Y TÉCNICA” 





- COMISARIO 
RAÚL AVILA IBARRA 
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CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA COORDIMACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EH CHINUANUA* A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LOS 
SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Ai TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DO 
POLICÍA FEDERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “La INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA COMISARIO MTRA. SONIA 
VARGAS TERRERO, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL AREA QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; EL COMISARIO RAUL AVILA IBARRA TITULAR DE LA COORDINACION ESTATAL DE CHIHUAHUA, COMO 
TITULAR DEL AREA REQUIRENTE; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMNADA “K.B.H. AVIATION S.A.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL GONZALEZ CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL REPRESENTANTE LEGAL". 


ANEXO TECNICO 


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LOS EQUIPOS DE SEGUEUDAD ELECTRÓNICA PARA LA COORDINACIÓN 
ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN CHIHUAHUA”. 


h- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 


La: conbalación del scrvcio de “Iretalación, configuración y puegta em marcha de Jos 
ebuipos do seguridad electrónica para la Coordinación Eétatal de la Policía Fodoral en 
Chihuahua", se infegra de acute la Siguiente: 






| 


+ 32 olas és para intorios incluye mentes para parta o 
techo o soquina, 

«SO clriaras jas parar Interior, nero ratón: Hpy dora, 

la. 6 cásmaras pla pora lnderior o exderios tipo domo, lesivo | 
eccuneios para moráaje en alada: lecho oyanod. t 


: ¿a demoras pte Se medio alcance, Lys fumo ds: ¡ 
+ alisrertstrn y convenido! de modios. ; | 
lo. 2 cámaras plz. de lao eloamia. liuye fase de; 

A! alitrentación y bonvaridor de madias. dona | 
| Borulpos codiicageres de video de 16 canales, lackaya fuente; | 
| de aimenisción y hostajos para montaje en raok. ' 
a icacoplores acivo de 16 canales, t ! 

¡ + 12 fuentes de alimentación Os 18 aofidss de (23 VOD. A ' 

le 2lrensreceptoces inolémbico IP seta 2 le de dictara. 1 | 

| » 2 0kch dy 24 puertas 1010011000, j | 

! a 19m KVAL | 

= ¿amegio dede ¿535 de 10 TE, ¡ 

¡ «$ uelidod eospeldo de 20 KVA. ¡ / 
A 
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E O A 
pc 00 150 ds E 00 Maat 


| 


A 


Eo pedi AD 
P e montos ds £7. 
¡ 


w 4 ienddores procesador Jricl tagjets de et 10 JÚ0M00%, 


¡ 


¿ E, Vrdiguealstorra operativo Wide encvar. ; 
Eo fanal con meaiso y leclaco par mmontass erre. ; 
¿ 180 44 equipos Pú Work Slaticaa procesador pai dico curo 6! | 
por OO GBageta de mad moves y hacia. E | 
) Í Incluyo: sumindstso $e malerisios, cembizuración y puesta puros, 

Igea OSAT FAY ds ebiado, esalacón en bo Hor. 


Ugubinales pora monlalss de 0gópo, Gáblezoo, montajo, comigiración | | 
R' (posted y pueta a puto; eel eamo be aocenodos mómtéss 
E rc ll 
É ¿Instalación y suministro de 4 portes de asen de 15 melos de 

1 ñ ¿eétura, con Sistema del sports mpos. Foduye meno 02 obra, anota: lote 
¿rayos, otóflea, pítefor de mantenimiento ose da betunión y. 27 
Lacan ronisje He ráesata ponuna gellenión de dm. abs 


El proyecto de la gontratación de los peryicios de "instalación, aumfiguración y puesa en 
earerá de los equipos de seguridad electrónica par la Coninación Estatal de la Palzis 
Federal en Oh corola ción de la indraoctrvctonn pecesaría nera le 


Ohibuabano” os mita 
extocación y puesta á puto de las equipos da Qreaito Lodo de Televisión en el Edificio 
gue ocupa dicha Cosrdinación, 
El objetivo peincipas de esta proyecto es permite la fuscionalidad de los ecslpos do begundat 
Eleshónica, el esal tendrá como función prncipal probager y evi: dañas E portan) a 
instalaciones de lo Policia Fogená icadas en el Edificio que ocupa le Coordinación Estatal 
enfihuahsa, 


J 








Be Jestelaran lus tovpos de Cimuto Cerrado de Talesón que deberán efectuar los 
giuientos funcions 
4. Defecto: la presencia del potsonal de la Policia Federal, mai como del todoo en les 


netacaciónes.. 
2. Apoyar al persona! de sogulldad pera veéticar el campier anto de Sea proc) muánioz. 


de penso a las inst mes, 


e 


A 


A | 
% 
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2. Apoyar e personal de vio tancia en ln supersición de las insiiaciónes axtentes Bn 
ticos elficas y accesos, mulados por lob guns de Circuito Colada de Televisión, 
sonel ha de detectar opcrinamente la, presencia de persones (empleados e vistaniao) 
qué ao lengan una aclívided empecifca que reeizar dentro de las lastal:ciones, 

4, Agoyar dí personal de Viuadis en lus nventigaciones scbié eventos recientos, 
agrdliacos por las grabaciónas de las cómeras, 63) como por e: tágisico de suentes de 
acoso 


ALGANGE DEL SERVICIO: 


Etproyodh) cbitiempta la Implornertación ye la Iiraestructura necesala para la colocación de 
exuipos de Ercuio Comado de Televisión (CCTV en lab reas solicitadas por lu Palicia 
Fexer en anos astozados, y de comby acuerdo don la cenprasa agucaada, prado 
susorpcóa del CONVENIÓ DE CONFINENGIALIDAS oorresoandiente. 


Erpjovcecor aújudcaudo deberá realizar las Jabores desinstalación du eslbleado especial jotas 
las equipos de seguridad alectónica. De igual manera deberá xea una red Sléctics 
conestadu el PS para la abenentación de las cómaras y demás Bspogiivos que lo Mquéer a, 


¿ed misn:o, el proveedo: adjudicado deberá jnstalar fos equipos de prabación de imágenes 
tus pennitan grabar las imágenes penaradas por las cónuras en ur perlodo mamo de 49 
¿losa 15 lo2- 90 una soralución de POJF 


El prcueectar aújuticado deberá melzar la canalización y el cableado de la tec elécirica de 
alimentación a las ebimaras de movimiento, Les cámaras fjas es aimentacón por al mismo 
csple por al que se envía la sañal de video, tía perjuicio de lu exiciad que dobetá: salas 
evaleña por las tabigentes cuando 09 iran edapiadores [indios en las cámaras) y 
too: neR acivos que psozcur is Polidla Foderal. 


Uaretalación de los Ogulpos de seguridad elecránicos as molizaria en €l Centco de Mando 
Ar Ciudad Juároz, ulleudo en el domicio Parque Omega, entre les Avaos d ellos, Rafal 
Perez Sena y Pro:onpución Hernands Escobar, en Chudad Juárez, Chihagóa, 

Dicho adficio consta do un piel ee olclmas, dormitocios y den yla Jasulación contempla 
la contgutación, estabilización, puesta a puño y gápaciteción de las equipus de sem ided 
elactrónco, [ pto y cuarto de onto! se encuentra ubicado en al intulor del Edifici y cuenta 
con un vals soczao, Fodas los es. pos serán moniurendos deste el mismo Cuarlo, 


23 


CONTRATO NÚMERO SSPIPF/CNS/003/2011 





SUCRETARIA Dz 546! AUÍLICA: 
POLICIA FED! 


Los equipos a Insilar deberás operar las 24 horad del Cia, permito monilorear le 
abiwdedas dol person, De Jguel mantra Jos equipos de grabación Meyarán Un registo dels 
mágenes generadas porlas Córoras de Greuito cerrado de Ieievisión; estas imágenes podrán 
ner conelados y través de las estaciones de lraboío IPC Work Halo: 

Para la lastalación: de las equipos el piovesdor aájuricado deberá conslerar Jo riguit: 





+ Se hwstalará la Infoestraciura (tubaria y elias de condón para el ren: y montajo: 
de equipos, dba, instalación aléctlea, soportes. de equipos, montaje de hartajes y 


besos de derciores, alas, 
« So debera melizarja netalación y pueste ón santos, lntamanión técnica, cursos de 
eperaelón y pruebas de sorlación. 
EISTRIBUCIÓN NELOS EQUIPOS: 


Las partes que debanán integrar la instalación sonlas elgulcntos 


- Bite yuuarto de contro! contra. 
- Equipos distibuidos en dl edificio, 


En él Ste y quedo de conto! $e levaca membro la grabación de mientos de ideo dé todas las 
etrvaras del Ediñglo, El Site y el cuarto de contro! estar: ubicados enel inioñor de Edificio y 
énelica se ¡nslalerán los aiguienico Gquipos, preplodas de la Policta Fuderak: 


a 9 Suite de alta velocidad de 24 puénos, 

e Y Unidad de náialdo (UPS) 29 25 KA. 

a ¿Aragon de discot SOS! da alriacenamicnlo, 

e Y Equipos odificadaes deseo de-16 canalos esa Uno pon Lenta dealmentidón, 
« E Receptores aalvos de 1h canales. 

a iz fluestos de alimentación de 16 salidas, 

e A Transtaceoio” lagiámiico 10 hrasta 2 km de distancia, 


a 4Banidores e0n alstesa operativo Window Sena. Si 


e tSulica YN 

e 6 Monitores da 22 

« Y Mantorda 40 

+ 1 Honor para radcon teclade y mese. 

a Misbcones de tesbajo (10 Work siaton). 
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pa 
FECHETAMA DEUDA pPBLICA 





$yd0 de los énas paleccionadas ey ueno ledoras opa tecnalugía de 


Para el acuzso tual e 
a, tonaciadas a cóticoladares iioligeries para la ta Ea Cociciones. 


orokmidad qon bámel 


Asi visera, alo largo de edició, y de acuer con los insirueciones Jo la Polizia Focual $e 
lastacunáa las Biguiemtes olnaras de 54 propiedad; 


32 Cimáris Las para intedos con montaje Bande 49 reuiéna, 

30 Cámaras Tías paraiiedos tipo doma 

06 Cámaras PTZ gata intenor e exteñor.con montaje bordo 98 Mquiéra, 

02 cámaras de medía alcanes con fuerte 82 alimentación y conyertidos ce midios, 
(2 cámaras de largo alcance con fuente de Simentación y comallidor ee apoias. 


>... ..x(_..e. 


Lab cómaras serán Instaladus de acusido a la stiducos que lo Poñsia Pedecl indique 
madients planes, Gistibuyendo los equipos con que 89 CUEnL. 


CABLEADO NECESARIO PARA. LOS EQU ¡POS 
El egoteado tendrh que ser instalado de acudo ajas figuientes bass ee Gs oño: 


1. Dobelb proporcionar la conectividad que mgueter los equipos de CCTV, 

2. El giseño de la red de osbleado deberá cups con las recomentadonas del 
roo ba 0bIas de instalaciones eóguicas. sel vamo lo estpuloto en ly NOM 
SEDE 004, 

3. Déticá ser fiedise, a efocio de que puslgues cambio de los ayuipda def contra! De 
jeccios O UGT ny reprosante dícallad paro propomienar los sarácids, 

4. Li Giómeno de las enjos de éohexión debera tesaf una profundidad márina de $8 Mad, 
y un ancha mimo de 5 veode al dmetmle iuto gue conaciaa, 

8.. El mero mébvimo de conguctoras más commiones. un equ de dónxto Ms, nO ceba 
oeupar más qe! 64 Y gel volumen Tioñot, 

B. Pare los exyuipas ge: GOTV la med Geborá her ds table para Yiceo de FDO olwnz gradas 
dl Ugo deadisiacares (Incljidos: des law chinatas) y vecoptotas aobvas, 


FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEWISION COM) 


1. En al auáilo ae vontyal deberia viscalizane los imágenes de las chamo que deberán 
ger selvociosados par ls opuradares Gon bipocidad q: mostrar haste 18 inigenes 
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SECRET 
ALA Di SEGURIDAD PÚBLICA. 


dwilbcias de video en vivo o grabado en caía monitor. Cada estación de trabas 
detect tener ls posib'idad de tener dos monilives y las PO Wark stalors desigradar 
caro Video Wa! podrín terjar ur monitor cada una. * , 

2. También deberás terior el control de les chmaras de coviniento de lodo el ed:f.:3ó para 
realzar les labores de eeguimiento e investigación necesarias para el comodo 
desempeño dell monlioreo y procedimientos determinados par la Policia Federal. 

3, Sedeben inci” la instalación especia! para des ebmantis. con ón media alcaneo cs 
visión de dla y ión tónica en un solo. squipo. 

4. Los cámaras que oúifipondrés la Inctalación de CCTV local, deben ubicuge de 
aewirdo a los plenos propondanados en las puntos gue permkan derncior los 
movimientos que ocurran en l=s instalaciónes del ecício, y en la: visión de la perferio 
que proporalones las cámaras de medio y Iáipo alcorns, 

5. Los equipos de CUY en su conjunto deberás pork e le Palds Federal opere! de 
forma sroactóva en lo diteoción, prevención y supe nisón do miámicaos de irabao 2 
lan instalasiones de! edificio, 

8. La destalación de los aquipos de COW Bsberá inglulr ic slo:dante: Instalaciós, 
configuraciós, puesta on operación, pruebas de lvoderarierto y ls curioso de 
capacitación de operoción. 

7. Elideo en vivo pará ser desplogado en uns o dos monomé BUGA per ceda Pa 
Winkstatios y en uno a más monitores odn despiegaco lipo Vasos al (solo ránanos). 

8, hieberá ponmitiv la configuración de las Vstas predefinidas Y prirones Eos O 
recniridos) de las cámaras tipo domo da movimiento, oerdrdlardo el movimiento de 
éstes por medio de la polanoa. 

d. La grabadón y monitofeo: er los. áreas del edificio deberá ser continua en todas las 
Cárcaras las 94:00 lus. dos 455 días del año, y la grados debarh ralener los (timos 
Abdías como mirimo, a2 CIF, S5FPS y podrá sor de forma conti, por Aoteceón de 
mot-n:o, por lamas provenientes de sensores o mediante progeiménós defias 
poros aúminisuadores, , 


OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR AUJUDICADO 
El pravsédor adiudicado deberá otorgara ta Pola Pedera! lo siguiente: 
1. Propotcionard todos los mátertales requeridos, así como lea heramientes y ngu oo 


espuciol de prueba pora realizar los trabajos, en es lugas de la ineledación, Aní miso 
realizará (as elguientes actividades dentro ds! desarrallo del proyecto; 
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SECRCTAR A En) PUNA. 


«¿ Elaborará lo ingenieria de detalla de la lnsiaiación 

sí, Entrogará sados los planos de delallca de montys, 

ú Frepoiionerá al entregar la lnslalación los planos “AS-BUILT” y 
dalalics de moniss. 


2. Una vez insiiados y puestas en operación ks Squipos, pa efectuarás Jus pruebas de 
aceptación en el slo de instalación (OSAT) para wáñcar es Juacionámicato én al 
campo al complialanro delas esporíicacion os, 

4 Deborá eeigoar un responsable de les rebajas de instalación y puesta. es Eamicio de 
cier de seguridad slegtrónica que praperciona la. Puscis Federal pará su 

ación, É 

4. Esréspomabi» desigo=da por par del proveedor advdto nebará reporarse cn el 
eponisor de la Posia Federal amo vez por sómana, domo minimo, pita iofoimar 
enbie el avanos de tos ieabojas de insialonión y festa La marcha de los equipos y 
pos samenter cuslguieta requerienienlo o antimátia par comi 

5, enerá propotelanar toda la hosramiente, mequinaro y equpo de prueba que en 
requiera para la instalación y puesia en tervicio y será su respeosabidas tanaporiars 
dl oo de la inglatación: 

6. Daberi poner erletlas tesanani, muros y pinlará todos los plefones que resulten 
Cr por los tabajos de instalación de los. equipos, als cargo adicional par: la 

a lPeceral, 

7. Deberá oeutulr los equipe, acpesarina y cnmtecrialto, que sema dañados y axráviados 
duque le inatalcón, el cago adicional pasa la Polcia F adianal. 

a. Asi cnbsmo, delicrá enbrugar 2 juegos de ly documeatadin qué 6 desgibe a 
contratación, uns vez oonalcida ha instalación de los aquipos; 4 


+ Plenos fiticios de insiatación de los aquipos. 

+ Dingrernas eléciicos y/o ufares que descibicin cialmente y 4 detallo los 
interconexiones entre lus diferentes panes de les equios haciendo les 
modiicaciones que se hayan electuado durante lía instalación, 


9. La instslación, configucióión y puésla ea marcha de los Equipos de ug: ted 
Eacrócicos an el fora EA Depósito de Municiones y Amamento da la Policla 
1 ¿deral deberá ser reblizada es demos y forma: el proveedor adj sdicado deberá instalar 
el cobpicado y la estabilización de sa instalación, así pomo e: protocalo de piuéces 
intama: y eedimo, y todo lo seceesño para la funcionalidad de los equipos, alendo 


, 
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fesponcablidad del provesdor adiudicado entrega los equipos mstalados, conficurados 
y puestos e punto, be satisfacción de le Policia Federal. y f 

10.Doberé contar com sapos tóanito en Mexico, entregando ¿Hectorio que neta: 
tección, telálono y contacto. 


CURSOG DECAPACITACIÓN, 


equipca hayan sida ¡meetos en temido, e prarsedor adjuticado 
iS prnl pd d curso de capaciocón para 2 peones, mismo que debo: ser 
impartido en tas instalaciones de la Poteía Fateral con duración mproximada de 4 


=p su propuseta de plin de vartacitación, el provendor adjusiracto deberá incluir rot 

Ñ oie e loe terme 8 llas, praclas de instalocl y somflguración utiizando 
equisa be alias du ps dureción del curso, númiro de phro names, así como 

eelcalo de de ; 

3. oroveedor axjuticado dolierá propordionas la lfommación biaica (mataal idáciloo 
del coreo" oorraspondionta coma cometes de apuntes, manuales, diagramas. equipo de 
ampeslelón eje). para cuida uno de los pardelpames on Woma españa, Dichos 

year a curso ds operación deberá contener da mane 
ate ¡ 

ik - O oia, rampa coto E ls necasidados de Poleta Fodoral los 


gulentos tame: 


¡ 


Introducción; Ñ 

Obiotivo de los equipas y dispeditivos; 

Prósedimientos generales: de operaalón: 
Deverigeión y fundonamionto de cada une Je los aquips= otr dos que elusuado 


¡Joseripción de los planos fomes delta; 
Deseripción de los diagramas eláctilcos y/o unitat" 
Descripción deja capacidad de exprnlón, 

Conta de los artilvos dé vedeo; 

Etatoración de sepoños:, 

Caso prácloa. 


te. nr... 


>o ... as» 


o 
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ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO 

El proveedor adiccicado deberá proves el apoyo tósnico de foma pansonalzada va 
iofoturda de fomá ¡mediata, pora cualquier concula > problema en cuanio a la 
prsmnacdón, mauisniriento y csmblo de contouraciónes de los equipos, para Jo cual se 
srbrogará ua disectodo de escalar, f 

Astaniswmo, el proviecor adjudicado deberá otorgar u la Policía Fexiesal asislancla telsfónica 
e toma inmbdiata, y en caso defiale por ambas paribs qué se reguero la presencia dal 
tllosico espucializado, dele deber de presentarse en menos de 43 horas, en dius hábiles, a 
parúr de efsctuaco el teporte de la data, deinicado de común acuerdo entró ambas puras ul 
sromcimenta gara afeciuar estós apotdos, ' 


0. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 


2) Vigencia deje gorrateción 
A partir de la formalización del insumanto juridico y hasta el $5 de abit de 2011, 


Bl filonto grumnado ge Ja pepirateción 
de selma un marta de 53,02 40662 (Twoe rúlionos valnía mil exutrocientos telnia y amix 
Dábasoa Asneicanos E0/169 USD), incluyunde impuestas, de soperdo a lo lguianie: 


A IS 
[o .r Descripción 
E sic 1 

> 32 elimar Sus pora indoor, 





induye montas para parod o. | y ' 
1 tosho o esquina, hato [2 OOG2Sned] 250425888| 
» 86 cámaras Í:15 pora inlejor,: h ) j 


ñ incasyo merda e dipo domo, | ' ¡ 
Ea G oltascas pio pará inerac o 
wedoros bes Somo, helo! 0 Lia d 


ro 
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EN vue) 

E Precio Yotal? 1 
rro 1 ' 
route ll] 








UP 
E 
Ñ 


tajeso de red 10 /100/1000,! ¡ 
; , induyo Sistemas opera. h l 
¡ Wérdove semde ; 


> rt mt A o e IT 
my E dida A y 


é 
É, 
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nx 
SECKETAJIA DE SEGUR! 
POLICIA FED] PORTA 


ej Congiciones de entrega 
Plazos de entrega: 


Lá instalación y puesta en marcha de los equipos de seguridad electónica para.el Edificio de 
la Coordinación Estatal en Chihuahua se realizará a partir de la fecha de suscripción del 
contrato correspondiente y hasta el 15 de abril de 2011. 


Lugar us prestación de 109 40mMIcIOs 


En el Centro de Manda de Clica Juárez, ubicado en e! domicilo Parque Omega, andro las 
Avenidas 4 siglos, Raise! Púrez Serna y Prolongación Hismenoa Escobar, ext Ciudad Juárez, 
TEA , 

El peowtódor queda obligado y instalar y ponor en marcha los equipos ds aopuridad electrónica 
que la ciones la Poca Fedecal, en lan instalocionas indicadas en ol "huyar de prestación” de 
los Suvidas. 


El prerecdor debió instalar, spcfgurar y poner en marcha los equipos de segurkisa 
discrónica para al Editcio do la Cuordiración Estatal éa Chinaius que lo almepue la Posria 
Fedaral, y deberá pepa:cionas les componentes necevaños para asegure” la correct 
instalación y epenidón de hs spicoros, El proveedor ganantzaró al euninisino, lastulación, 
mortal, prueba y puesta en macia do los equipos de néguiidal abolónica y de tocas ls 
alementes meoesarios pura e) correcto foncionsriento de delo, 


Pam accaditor la ontaga e insíalación de log equipos u salisiacclón, va elaborará vna dota 
adminicinaliva de entes recepriva que servirá como sépone de lo fuclura respectiva para 
pags, nena que denerá contener la fima del personal de lo emprósá que isalzá La 
malecón y pubsta en marcha de los equipos proporcionados par la Poñcla Fuccral, 381 como 
al nombre, esgo y fra dél sposder púbico dexanado par el Administrador 6el Conárto, al 
cul sora el repunsabio de la recepción, vesiticadón, emparvición y Umi Ue pago que 
consponds. , 


. Pruebuws de hcionasalomio. 


Ey proveedor deberá acredita la pe funclocondento de los sistemas, 
que perañían verificar la ud de las especticaciónes Monicas y funcionales de los 
ebnicios sunisibiados, con las previstas en úl presente documento. 


Pena convencional: 
El proveedor se abs 4 pagar por atraso en la prestación de los semicios maloria ce la 
probeta conto: en los plezos establecidos, al 1% sobre af monto de lar servicios: 00 


preclados ed lerpo, sn excadar el 10% (diez por Gento) del manto márimo dé contrato, sn 
corsidarar ul impuesto el Valor Agregada, en tórminos de lo dispuesic en los articulos 53 60d 7 


( 
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POLICIA FEDF 


Lay de Aiquisiciones, Amtendamisntos y Soriciós del Decio? Público, ES y YA de su 
Regiamento. 
Dicia penalización de calcular por el Adminisiados 4 Contalo, cut 


documentadas, ul como nelilicanas por escrito a la Diraceón Gereraida Roc! 
de la Policia Fscoral, dplblendo Informar ésta dilema al fies fnsndam 'bápectiy?, el Importe de 


la misma. 
El pago de los sordos dlcctivamente devengados quedar condicionado, proporcionara 


al + 0 tetera quo el proveedor deba afectar por conoapli de p.13s comencioaales, En 
rió de que oda nescindido ci slnumento coraciral no procederá el cobro de (has 


puna, 
Garantias: 


El penivodor esjudicado deberá presentar Enzo. de garantia de auto: into, porel 10% dota 
totalidad eN bra la contratación, día fuciuie el Inpuento a Welor Agregado. 


Lo aubañor, de comonmidad con el aiculo 48 de la Ley de Acquisicones, Amtrdamies as. 
Servicas del Sactor Público 








Garantia de los sercion 


El provendor se bará nsatle de los daños y/o periucios hasta por la tota!121 de los 
lo, ue por la hetsción y pueuta 6 merths puedan cálisar dos iaberadoros a los 
tienen yo arrasejodores dels Policia Fedeca. q 


PY. FORMA DE PAGO PROPUESTA 


Confome a lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector público, el pago que se ganere con motivo de la entrega, instalación y 
puesta en marcha de los equipos de segurkiad electrónica para al.Edificio de la Coordinación 
Estatal en Chihuahua, de la División de. Seguddad Regional de la Policia Federal sa realizará 
en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en la fecha de pago, una vaz aceptados los 
semicios a entera satisiacción del Administrador del Contrato que para el efecto se celebre, 
dentro de los veinte dias naturales posterlores 'a la presentación de la factura correspondiento, 
las Cuales deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y deberá acompañarse dal acta 


cormspondiente. . 


Se emite el presente documento en la Ciudad de México Distrito Federal a los dieciocho dias 
dei mes de febrero del dos mil once. 
1 


Y 
y 


ME 
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SESTETARIA DN SEGURIDAD UBLICA: 
POLICIA FEDERAL 


"INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 


CONTRATO PARA Lá PRESIAGIÓN DEL SERVICIO DE pre os 
VO SE LE: NOMINARÁ "LA 






ELECTRÓNICA PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN CHIHUAHUA” A LOS QUE EN LO S! 
SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVES DE SU ÓRGANO AOIINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
E 


POLICÍA FEDERAL, A Ol LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA COMISARIO MTRA. SONIA 
VARGAS TERRERO, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO TITULAR DEL AREA QUE REALIZA LAS FUNCIONES DI: ADQUISICIONES, 
ARRENVANIEN 105 Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: EL COMISARIO RAUL AVILA IBARRA TITULAR DE LA COORDINACION ESTATAL DE CHIHUAMUA, COMO 
TITULAR DEL AREA REQUIRENIE: Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “X.B.H. AVIATION 5.A.', A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El. C. RAUL GONZALEZ CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL REPRESEMTANTE LEGAL". 





POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA 
APODERADO GENERAL COORDINACIÓN ESTATAL DE 
CHIHUAHUA 


“ADMINISTRADOR DEL. CANTRATO” 












LIC. CARLOS SHAW LORENTE 





C. RAÚL GONZALEZ CONTRERAS 
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